LW. 43.169/92. 


Aleg. 19. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w sprawie urządzenia nowo wybudowanych dwóch 
pawilonów w zakładzie dla obłąkanych na Kulparkowie. 


Wysoki Sejmie! 


Uchwalą z dnia 8, kwietnia 1892 zezwolił Wysoki Sejm na wybudowanie dwóch osobnych 
pawilonów w zakładzie kulparkowskim. Pawilony te będą w roku 1893 ukończone i z końcem 
lata do użytku zakładu oddane. Zanim to nastąpi, muszą być wykonane urządzenia koniecznie 
potrzebne, jako to: urządzenie dwóch łazienek i dwóch umywalni, obrukowanie obydwóch bu- 
dynków, ułożenie chodników, naprawa parkanów, i wybudowanie dwóch altan dla klasowych 
chorych. Według obliczenia technicznego (alegat) koszta tego urządzenia będą wynosiły 7.000 zł. w. a. 


"4. Wydział krajowy wnosi: 


Wysoki Sejm raczy udzielić na urządzenie dwóch nowo wybudowanych pawilouów w za- 
kładzie kulparkowskim dodatkowego kredytu w kwocie 7.000 zł. i wstawić kwotę tę w budżet 
na rok 1898. 


Z Rady Wydziału krajowego Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 


Lwów dnia 6. września 1892. 


Marszatek krajowy: 


Sanguszko m. p. 


Sprawozdawca : 


Dr. Franciszek Hoszard m. p. 
Członek Wydziału krajowego. 


Alegat do L 43.169)1892. 


Zakład obl. w Kulparkowie Rok 1892. 


Kosztorys 


na urządzenia w obydwóch nowowybudowanych pawilonach. 


p co wymiary Pozycye 
Waezczególnienie* |] wma | obrachowane [Cena rias An. cen 
2 y een (aa lana Gaci razem zł. et. | i Uwagi 
1 Urządzenie łazienek t. j. w ka- 
żdym oddz. po dwie wanien mie- | 
dzianych wraz z kurkami, rurami 
do i odpływowemi, 2x2] — — — | 4 sat. 350, | 1.400 | -- 
2 Urządzenie umywalni w part, 
i na I. pigtrze a to: stół dębowy 
z płytą marmurową o 3-ech mi- 
sach porcel. wraz z kurkami, ru- 
rami i tuszem. 2x2] — — — |4 szt. 440, | 1.760 RET 
3 Urządzenie aparatu cyrkula- | 
cyjnego do ogrzewania wody ką- 
pielowej. 2 — = — 12 sat. 850, f 1.700 | — 
4 Obrukowanie budynköw z ka- 
mienia plytowego i wyrobienie 
rynsztoku, 
u) w okolu pawilonów 2 | 100, = 2, 1400, m* 
b) z pawilonów do glöwnego bu- 
dynku. 0 Ze 120 | 520, | 20 | 10 | — 
Do przeniesienia . . 5.900 ie 
| 


10 


11 


WwW y milary 


Wyszezegölnienie e TERRA obrachowane | Cenal m 
długość | wysokość | szerokość |pojedyńczo| razem | a et 
Z, przeniesienia - | | | 5.900 | — 
Przeröbka bruku starego z do- | 
daniem potrzebnego materyalu 
w ogrodzie na oddz. kobiet, ij 60, — A ELS Ona 080 oye | = 
Urzadzenie rynsztoku odply- 
wowego przy bruku ad 5)z cegły. | 1 | 60, u Ta | 60m 060 36 = 
Postawienie parkanu (sztache- | 
| 
towego) listwowego z omazieniem | | | 
a) w ogrodzie męszczyn 1 1-70, — | = 
OCS we kobiet. 1 82 — — | Dom 190 288 | 86 
Przeróbka starego parkanu 
w ogrodzie meszezyzn. IE | 85, = — | Söom 090 % | 50 
Przesunięcie 18 przęseł sta- 
rego parkanu dla rozszerzenia i 
ogrodu. —| 72 — — Me 050 | 20 | = 
Postawienie altan | ` 
a) nowej 1 = = = — — 300 | — 
b) ze starego materyalu lecz nowe 
gontowauie, 1 — — - == A 160 | — 
Na nieprzewidziane. = = = = == = 106 | 70 
Ogółem koszt 7.000 | — 


Mówię: Siedm tysięcy zł. w. a. 


